महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
धुळे शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२२/प्र.क्र.२३७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२२ 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

३. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 

४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-३३, 
दिनांक ११ मे, २०१७ व दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८. 

५. नगरपरिषद शासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रसं/नगरोत्थान/धुळे म.न.पा.रस्ते प्रस्ताव/ 
प्र.क्र.9७१९/२०२२/का.७/२६२८, दिनांक २१ जून, २०२२. 

६. दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत 
प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत धुळे महानगरपालिकेचा रस्ते विकास प्रकल्प 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे 
मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 
यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक १२ ऑगस्ट, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.२३७/नवि-३३ 


झछासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या धुळे महानगरपालिकेच्या 


रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 


दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे 


मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र रस्त्यांचे नाव रक्‍कम 

Ez प्रभाग क्र. २ मध्ये श्रीकृष्ण मंदिर ते दौलत बंगल्यापावेतो रस्ता कॉंक्रिट व गटार करणे. ORES त 

२ | FRR मध्ये मारोती मंदिर ते काशिनाथ बागुल यांच्या घरा पावेतो अंतर्गत रस्ता कॉंक्रिट ८४९१२०६ 
व गटार करणे. 

, कर मध्ये ८० फुटी रोड पासुन ते सुलेमान मलिक ते नंदी रोड पर्यंत कांक्रिट रस्ता ४५७३८९१ 
तयार करणे. 

४ | देवपुर राज नगर येथील अंतर्गत रस्ते कॉंक्रिटीकरण करणे. pees 

८ पक.१ मध्ये वलवाडी शिवार येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते तिरुपती नगर, ५१५४५३० 

४ जिभाऊ नगर व समर्थ नगर परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे. 

६ | वलवाडी येथे अश्विन ट्रेडर्स ते केशव नगर (झेंडा चौक) पावेतो रस्ता डांबरीकरण करणे. २५६४१७८ 

७ प्रक. २ मध्ये विद्या नगर डा. पथक ते सुरते मंगल कार्यालयपावेतो रस्ता डांबरीकरण ४२५३५५५ 
करणे. 

८ | प्र.क्र. २ मध्ये नवतेज कॉम्प्लेक्स ते वृंदावन कॉलनी पावेतो रस्ता डांबरीकरण करणे. ४१९६२४८ 

द प्र.क्र.२ मध्ये ग. द. माळी सोसायटी ते राज्य परिषद कॉलनी पर्यंत रस्ता डांबरीकरण ६८७२४३३ 
करणे. 

ES o प्र. क्र.५ मध्ये शासकीय वसाहत ते शाहू नगर पावेतो रस्ते डांबरीकरण करणे. 0824 

EZ १ 'प्रक्रषव४ मध्ये दत्त मंदिर ते कानुश्री शाळा ते सुंदर माधव बंगला ते इंदिरा गाडन ९४३३५४४ 
क्लासिक टेलर ते विजय चप्पल दुकान पावेतो रस्ता डांबरीकरण करणे. 

१२ । प्र. क्र.५ मध्ये भरत नगर ते एम. एल. पाटील घरापावेतो रस्ता डांबरीकरण करणे. प 12. अ 

१३ ' प्र. क्र.५ मध्ये संतकृपा अपार्टमेंट ते वाडीभोकर रोड पावेतो रस्ता डांबरीकरण करणे. TRIS Oe 

१४ | Wa. 3 मध्ये सरस्वती कॉलनी भागात रस्ते डांबरीकरण करणे. २३४२३२६०५२ 

१५ | TRS मध्ये ताशागल्ली व सुलतानिया चौक ते सार्वजनिक शौचालय पर्यंत अंतर्गत रस्ता ४५१७७३६ 

| काँक्रिटी रस्ता व गटार करणे 

प्र.क्र. ८ मौळवीगंज येथे आबिद ao सांबरवाले यांच्या घरापासून ते मिया बिडीवाले, 

१६ | वासीम यांच्या घरापासून ते छोटी बाई यांचे घर, बजरंग पूल ते खानदेशी बेकरी पावेतो ८२६४७९७ 


काँक्रिट रस्ता तयार करणे 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.२३७/नवि-३३ 


प्र.क्र. १० मध्ये जाळीवाळा कारखाना ते घडयाळ वाला कारखाना पावेतो काँक्रिट रस्ता व 


१७ ३४८१७१२ 
गटार करणे 

१८ । प्र.क्र. १० मध्ये माणिवाणी ते श्रीराम प्रोव्हिजन पावेतो काँक्रिट रस्ता व गटार तयार करणे २६१०४७० 
प्र.क्र. ११ मध्ये अलंकार सोसायटी, विश्वकर्मा नगर व नवनाथ नगर भागात रस्ते व गटारी ८७०२९०२ 

१९ 
करणे 

२० | प्रक. १२ मध्ये मतीन मुकादम यांच्या घरापासून ते लेडीज शौचालयापावेतो कांक्रिट रस्ता ४२१४५९६ 
व गटारी करणे 

गी तिरंगा चौक पासून ते न॑शानल हायस्कूल पावेतो नंदीरोड रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे व ८० १२५९१३३७ 
फुट रोडपासून ते चांभारवाडा पुलापावेतो गटार करणे 

२२ प्रक. १२ मध्ये बिळाल भाई यांच्या घरापासून ते राजू लिडर यांच्या घरापावेतो काँक्रिट ४१५५३४२ 
रस्ता तयार करणे 

२३ । प्र.क्र. १२ आझाद नगर भागातील अंतर्गत रस्ते काँक्रिट रस्ता व गटार करणे 144. 
प्र.क्र. १२ मध्ये बाबा बर्तनवाले यांच्या घरापासून ते अलश बाब शाळा पावेतो काँक्रिट रस्ता ४२७९०३० 

२४ 
व गटार करणे 

वि फुटी रोडपासून युसुफ मुल्ला व साबिरशेठ काम्प्लेक्स पावेतो रस्ता कॉक्रिटीकरण ४१५५३४२ 
करणे 

२६ ' प्र.क्र. १२ व १९ मिल़तनगर भागात विविध ठिकाणी काँक्रिट रस्ता तयार करणे erases 

२७ । प्र.क्र. १३ मध्ये जयशंकर कॉलनी परिसरांतर्गत काँक्रिट रस्ता करणे 1 

२८ । प्र.क्र. १३ मध्ये अक्सा नगर व काझी प्लॉट अंतर्गत रस्ते कॉक्रिटीकरण करणे ANSE OS 
प्र.क्र. १६ येथील जलगंगा सोसायटीमधील बापू गिरासे यांच्या घरापासून ते अलहात 

mas पर्यंत तसेच cade नगरमधील श्री. चरण चांगरे यांच्या घरापासून ते शिंदे यांच्या 
घरापर्यंत तसेच जय भोले किराणा ते करुणा विहार सोसायटी व कृषी नगर मधील बी.यु. ६६५४०३६ 
वाघ घरापासून ते मंदार बंगलोपर्यंत अंतर्गत रस्ते कॉक्रिटीकरण करणे 

३० अक. १८ मध्ये मेहबूब सुभानी दर्गा येथे रस्ता कॉक्रिटीकरण आणि काँक्रिट पायऱ्या तयार ४१५६१२० 
करणे 

इक | EP Hel अलहेरा हायस्कूलपासून ते कुर्बान अतहारी साहेब ते रफीक शाह यांच्या ६९६३५०२ 
घरापावेतो काँक्रिट रस्ता व गटार करणे 
प्र.क्र. १९ मध्ये फुटी शब्बीरनगर व २००० वस्ती परिसरात काँक्रिट रस्ता तयार करणे व 

३२ | शब्बीर नगर ते शालीमार हॉटेल, शाहीद बर्तनवाले ३५ खोलीपावेतो काँक्रिट रस्ता तयार म टन 
करणे 

गवि प्र.क्र. १९ मध्ये पठाण गोडाऊन वडजाई रोड ते पाण्याची टाकी व हफीज रौफ यांच्या ४२९५९१५ 
घरापावेतो रस्ता व कॉंकिट व गटार करणे 

३४ क. १९ मध्ये फरोग हाजी यांच्या घरापासून ते हाफौज इंइतीयाक आणि दस्तगीर शोख ६८६६०९६ 
यांच्या घरापावेतो काँक्रिट रस्ता व गटार करणे 

३५ पक. १९ मध्ये हातेम मस्जीद ते अलहेरा हायस्कूल पावेतो व परिसरात काँक्रिट रस्ता व ६८६३६२४ 


गटार करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.२३७/नवि-३३ 


iy प्र.क्र. १९ अफ्फान हाजी यांच्या प्लॉटपासून सय्यद अहमद यांच्या घरापावेतो व अकबर ४२९५९१५ 
खाटीक यांच्या घरापावेतो काँक्रिट रस्ता व गटार करणे 

yy | TT. 98 मध्ये जुना वडजाई रोड येथे वहाब मॅनेजर यांच्या घरापासून ते १०० फुटी १८७९५७७७ 
रोड व राष्ट्रीय महामार्ग ते हाजी हाशीम झाळेपावेतो काँक्रिट रस्ता करणे व गटार करणे 

३८ | प्र.क्र. १९ जामचा मळा परिसरात अंतर्गत रस्ते कॉंक्रिट व गटार करणे 9९७ 

क्र. १९ मध्ये शिफा क्लिनिक ते मस्जीद पावेतो काँक्रिट रस्ता करणे 1. 

३९ प्र.क्र. १९ मध्ये शिफा क्लिनिक ते हिदायत मस्जीद पावेतो काँक्रिट रस्ता कर 

प अंजनश्ााह दाता सो. चाळीस गाव रोड बोर्डापासून ते सळीम शोख यांच्या घरापावेतो ६९३८६४४ 
सोसायटी अंतर्गत काँक्रिट रस्ता व गटार करणे 

४१ परक. १९ मध्ये सुलतानिया मुलींचा मदरसापासून ते इक्बाल अन्सारी यांच्या घरापावेतो ६८४०३१६ 
रस्ता कॉंक्रिट रस्ता व गटार करणे 

= प्र.क्र. १२ मध्ये हाफिज सिध्दीक नगर व कबीर गंज परिसर अंतर्गत काँक्रिट रस्ता व गटार ५१४१६९१ 
करणे 

83 | प्र.क्र. १९ मध्ये ड्रायव्हर सोसायटी परिसर अंतर्गत रस्ते कॉक्रिटीकरण व गटार करणे Beis 

४४ | प्रक. १९ मध्ये गरीब नवाज नगर येथे बोरे मदिना मस्जिद पासून ते बुरा हॉटेलपावेतो ४२९५९१५ 


काँक्रिट रस्ता व गटार करणे 


Work Portion (A) २५८०३९६२३५ 


Royalty Charges (8) २६३४६४१ 

Material Testing Charges (C) २९४८२३५ 
१. Total cost (A+B+C) 269888999 

2. Add 912% GST onA ३०९६४७५६ 

3. Add 0.4% Insurance On A १२९०१९८ 


एकूण प्रकल्प किंमत (१--२--३) २९३९२४०६५ 


Say Rs. | 28.38 Cr. 


कार्यादेश दिनांका 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १२ महिने 
०२. धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
ees नागरी स्थानिक स्वराज्य | योजनेची मंजूर दवश त कलो. | dear तराणा 
अ.क्र eee किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
संस्थेचे नाव किंमत किंमतीच्या या 
किंमतीच्या ७०%) किंमतीच्या ३०%) 
| 2 3 6 4 
a धुळे रु. २९.३९ रु. २०.५७३ रु. ८.८१७ 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी 


०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 
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१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन धुळे महानगरपालिकेमार्फत करणेत यावे. 
२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची 
पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 
निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व वैकल्पीक सुधारणा 
(रिफॉर्मी पूर्ण करणे आवऱ्यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या 
वर्षापर्यंत करणे आवश्यक राहील. 


1) 


बंधनकारक सुधारणा :- 


. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे 


अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


II) 


. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, fete नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण करणे 


आव्यक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुनर्मुल्यांकन झाले 


नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक 
राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 


तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे बंधनकारक 
राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची 


वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील वर्षात सदरहू वसूली 
उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा :- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील 


सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्यजल संचय 


करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर ऑडीट) करुन 


घ्यावे. जललेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण करण्याबाबत संबंधित नागरी 
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स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत 
त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती - 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा (Financial Closure 
Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर सदर 
प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा निधी 


वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र 
निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे 
अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी 


उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १४ व्या 
वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
अनुदानाशी एककेंद्रमिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून 
मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या प्रमाणात नागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिऱ्याची रक्कम अशा एकत्रित 
रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत 
शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद 


प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी 
प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस राज्य 


शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये 
राज्य शासनाच्या हिउड्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने स्वहिऱर्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने मंजूर 


केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता 
किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा 
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तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, 
त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था / संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या कालावधीत 
निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या दिवसापूर्वी कामाचा 
प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा धुळे 
महानगरपालिका आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, 
धुळे महानगरपालिका यांची राहील. 


., सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयातील 


सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अझ्ञा प्रकल्पासाठी 


मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आव्यक राहील. 


. सदर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन 


निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील.या प्रकल्पातील 
रस्ते पाणीपुरवठा/मळनिस्सारण अशा कामांसाठी पुन्हा खोदावे लागणार नाहीत अज्ञा पध्दतीने 
या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, सदर प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ 
वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आळेली नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी संबंधित आयुक्‍त यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन 


यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची 


खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी 


करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


« महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या 


विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेपेकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ 
तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी cating ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन 
घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
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करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवश्‍यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” 
तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत 
सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व झासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज 
घेण्याची मुभा राहील. 

२. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात येईल. तसेच 
शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक कार्यवाही करणे बंधनकारक 
राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 


१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत 
आव्यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर 
प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार 
नाही. 

३. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केळेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. 


ह) इतर बंधनकारक अटी व शर्ती - 


१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान 
उपलब्ध केले जाणार नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 
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सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥99॥[॥8.90४.॥) संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२०९२०१६२११२३४२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


48. 
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